xy (3 


_ ನೀಡುವುದು) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 
144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 


ಶ್ರೀಮತಿ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
; - (ವಿಧಾನ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ 
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
| ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
'ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ 


ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಖಿವರ 


ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳೇನು; ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


1107 (1186) 


ಎಸ್‌.ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ 
ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 


22-09-2021 
ಮಾನ್ಯ € ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರ. 


2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ |. 
ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ 
ವಿವರಗೆಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


i mg el 


2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಸಂ:ಲೋಇ/743/ಐಎಪಫ್‌ಎ!2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ನ | 


 (ಪಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ) 
ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಜಿವರು 


is l= ಅನುಬಂಧ-1 
2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ 


ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್‌-2021ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ, 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 


(ಹೊಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕೋಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ [ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ [ನಿನಿಯೋಗಸಿರುವ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನದ 


5054-03-337-0-16-154 - ರಾಜ್ನ ಹೆದ್ದಾರಿ 
1 ಕ ಎ 2.59 - .00 


2 |5054-03-101-0-02-132 - ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ 766.90 306.51 306.51 


5054-03-337-0-17- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

5054-03-337-0-17-154 - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಹ್ಗ: 


ಕ್ರಸ 


ke) 


£) ಬ್‌ , 
ರಸ್ತೆ - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 58.88 
5054-03-337-0-17-160 - ರಾಜ ಹೆದ್ದಾರಿ 
8 14.39 
ರಸ್ತೆ - ನವೀಕರಣ 


5054-04-337-0-01 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತಕೆ 
ರಸ್ತೆಗಳು 
೨5054-04-337-0-01-133- SSeS 
ಭಮ್ಯದ್ಧಿ 0.00 

ಯೋಜನೆ SDP 
5054-04-—337-0-01-135- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 000 
ಯೋಜನೆ - (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ) ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ” 
5054-04-337-0-01-136- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದಿ 

| ೪೪ 0.00 
ಯೋಜನೆ -(ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 
5054-04-337-0-01-154 - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 1518.82 419.35 411.60 . 
5054-04-337-0-01-160 - ನವೀಕರಣ: } 105.68 + 30.43 T 30.43 


೨054-04-337-0-01-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ | 
10 59.55 55.32 
" .[ಯೋಜನೆ-SCP 

೨5054-04-337-0-01-423 - ಗಿರಿಜ; 
|. 256.07 252.41 

ಉಪಯೋಜನೆ-TSP 


12 54-04-337-0-06-422- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯೋಜನೆ 


[=] 


ಹೊಲಗಳು 


ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ [ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ (ವಿನಿಯೋಗಿ*ರುವ 
. "ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನದ 


0.00 0.00 0.00 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕೋಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


54-04-337-0-06-423- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯೋಜನೆ 


pe 


5054-04-337-0-02-436 - ನಬಾರ್ಡ್‌ 
14 |ಸಹಾಯಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು 9.23 
(ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌)- ಸುಧಾರಣೆಗಳು . 
15 |5054-04-337-0-05-172 - ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ | 00 | 0:00 
ಗ 5054" ಒಟ್ಟು 290490 .. 1138.77 


3054- ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರ 


3054-03337-0-05-200 - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 

1 3-337-0-05-200 ಹದ್ದು 1183.45 1205.92 1200.23 
ನಿರ್ವಹಣೆ 

3054-03-102-0-01-200- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ | 2925 67.12 67.06 


ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200-” ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು _ 
\ Ne - 334.45 31.56 3155 
3054-04-337-1-10-200- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
Ne = 335.61 219.97 219.95 


3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ | 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಜಿ.ಮು.ರ 274113 - 224.37 224.37 
ನವೀಕರಣ) 


3054-04-337-1-10-422- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
3054 - ಒಟ್ಟು 4886.69 - 1748.94 -- [2174316 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


0.00 
ಯೋಜನೆ- (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 
3054-04-337-1-10-423- ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಗಿರಿಜನ 

ಉಪಯೋಜನೆ- (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ) 


3 ಹೋನಜನೆ 


1 |4059-80-051-0-29-386- ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 86.09 21.46 20.73 


" (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ [ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವ 

ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ - ಅನುದಾನದ 

A 4059-80-051-0-32-386- ನ್ಯಾಯಾಲಯ 592.38 149 54" 149.54 
ಕಟ್ಟಡಗಳು . | 


BE ಹಿಟ್ಟು SKUO2745 


4216-01-700-2-01-386- ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಿ 
27.87 0.00 
4216-01-700-2-24-386- ನ್ರಾಯೂಲಯದ 
> ' 8 ° 21. 0.00 
ESTE LL 49.68 | E000 


pee pe 
EE 


ಭಿ 


2059-80-053-4-00-200- ಯೋಜನೇತರ  : . 83.22 73.76 73.62 


. |2059-80-800-0-06-051-ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ 
2 | Se 0.00 
ಆಡಳಿತ | 
2059-80-053-1-09-200- ವಿಧಾನಸಭೆ 
3 § -0.0 . -0.00 
[3 ora . | 0 0 . 
4 2059-80-053-1-10-200-ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ 0.00" 
ನಿರ್ವಹಣೆ ” 


[ಅಂ [ey 
0.00 


5 ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ವಿ.ವಿ.ಗೋಪುರ 
;] 7362 Fi 


ಕಟ್ಟಡ 
ren ES 


ವಾವ 
STE 


Ke ಹಟ UT SY _ ಔರ 


2216-07-053-0-01-200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು Bl 5502 5475 
ದುರಸ್ಸಿ-ವಸತಿ ಯೋಜನೇತರ el 
—01-700- ವ 


ಹ 


320833 ಭೌ 
ME 


ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್‌.ವೀಣಾ ಅಚಯ್ದ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 107(1186) ಕ್ಲೆ ನಮೂನೆ 
ಠಿ [ ಡ್‌್‌ | ಲ್‌ [iy [2 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಇವಾಗ ನವನ 
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ಕೊಡಗು ವಭಾಗು ಮಡಕ | 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ « 
ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಾಶ್ಕಾಲಿಕ 
ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಛಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿರಾಜವೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿ.ಐ.ಪಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1ನೇ 
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಾಲಂ 

k ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


Main Building 2nd floor 
Court Hall Furniture, 
water supply & Sanitary 
fittings & 2nd floor terrace 
water proof work are 
Completed. property room 
3670.00 outside paintings and roof 
, truss work under progress 
out side CC Road work 
Completed, concrete drain 
cover slabs and parking 
shutter works & 
Compund works are under 
progress 


4059-80-051-0-32-386 ನ ಕ pe IA ME 
; istrict Court Complex, Kodagu, Madikeri 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ P B. 


ಲೆಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು es Kr ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಬ್‌ 


4059-80-051-0-32-386 N RN Ne ಸ _ 4 Work order issued work 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ Construction of Bar Association Building at Madikeri town 470.00  [yetto be start (due to rainy 
3 S season) 
-80-051-0-32- : ; Estimate hard copy 
4059 ಹ ಈ | | 386 ಹಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ Construction of court Complex at Kushalnagar in , 1250.00 sbncticticd, 15 be 
ನ್ಯ ಸಿಡ § Somawarpet Tq. sanctioned in eprocurement 


5390.00 


- , ಕಾಮಗಾರಿ - 
" y ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 
| } ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶಾ/ ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದಿ:03-08-2021ರಂದು 
4216-ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಿಡ ಮಡಿಕೇರಿ » ನಿರ್ಮಾಣ.(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇ.ಖ.ಆರ್‌.ಎಲ್‌ 
| " ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
J | | ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸುಧಾರಣೆ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಪಡಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


F ಥಿ i ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್‌ 
-3 -17-154 ¢ } 
DE 1 : ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.50 ರಿಮದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 
ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಈ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ; . A : 
ಸ್‌ 28.508ಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 


ಸುಧಾರಣೆ | ಸ್ಟೀಕೃತಿ ದಿ:3೦.೦9.2021 


5054-03-337-0-17-154 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ a 
ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ 59,05 ರಿಮದ 62.00 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 71.25 ರಿಂದ 76.58ಕಿ.ಮೀ . [ಸ € ದ್ದು 


5054-03-337-0-17-154 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು - ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ಸಂ.೨೦ ರ ಕಿ.ಮೀ. 26.50 ರಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅಡ್ಡ KX ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೋರಿ 


| ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು. 
ಸುಧಾರಣೆ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃ ಸ್ಟೀಕೃತಿ ದಿ:30.09.2021 


- ರ - 
5054-03-337-0-17-154 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್‌ 
76.28 ರಿಮದ 82.00 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 93.00 ರಿಂದ 95.00ಕ.ಮೀ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 
ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸೆ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ . 
ಸುಧಾರಣೆ ಖಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 104.00 ರಿಂದ 106.25ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 
ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಸೀಕೃತಿ ದಿ:30.09.2021 


1640.00 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ € 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


PES 
(lL 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ//! ಮಾದಪುರ-ತಾಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಂಬೂರು-ಕಿರಂಗದೂರು ರಸ್ಸೆಯಾಗಿ ಬಿ. ಎಂ. ಬಿದ್ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಿ. ಪಿ. 40.00 ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
p) ಸ್ಪ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಮಲ್ಲಗಿಮನೆ-ಜಂಬೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
; ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ . 
ಗ ಜಲ್ಲಾ | ಡಗು | ಮಡಿಕರಿ | ಸೋಮವಾರವೇಟೆ-ಕೂಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಬಣ್ಣ ಬಣಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸ್ತಿ ಇತರ ರಸ್ತ ಸುಧಾ ಕಾರ್ಯಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಕ್ಕನಳ್ಳಿ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ p F) * ವೆಟ್‌ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
Ne ಡ ಕೆ ರ ಎ 
ಮತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಮಾರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
. ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. 'ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂಟುಹೋಳೆಯಿಂದ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ : ಅ್ರಪಂಿ. 'ಬ್ಯಾಕ್ರ | 
| ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದುಇರು ರಾಜ್ಯ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೊಡಗು ನುಡಿಳೇರಿ | ಡ್ರಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ) (೬೦ದು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
' ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) . 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬಳಿಗೇರಿ ಹಳೆ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ - 
GN ಹೌ | ಕೂಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ | ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವೋಲ್ವಿ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೋರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಿ ಇ ಸ್ತ ಸುಧಾ . ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) - 
- ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಕೇರಿ - ಬಿಳಿಗೇರಿ - ಕುಂಬಳದಾಳು ರಸೆ ಸರಪಳಿ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಥೆ 
ಮತು ಇತರ ರಸೆ ಸುಧಾರಸ ಕೊಡಗು 0.00 ರಿಂದ 2:00 ಹಾಗೂ 6.00 ರಿಂದ 8.00. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
= ಕಾಮಗಾರಿ . 
| "ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂರ್ನಾಡು - ಕುಂಬಳದಾಳು - ಹೊದವಾಡ - 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲ್‌ | ಸ್ಯಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ | ಪಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ. 3.00 ರಂದ 5.00 ಪವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 80.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ i) ನಂದ 5. ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಎಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ 'ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾರು'ನೆತತ್ತ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರೆ - ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ 
04-337-0-01- 
0400-5 ೩ ಮಡಿಕೇರ [ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.20 ರಿಂದ 3.00 ಕರ್‌ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತ 


ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಧಮ್ಮ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ - ತಲ್ಪಾರೆಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ - ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ - ಹರಗ - ಕಿಕ್ಕರಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. "6.00 ರಿಂದ 10. 0 ರವರೆಗೆ 
ಮೆಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 'ಠಸ್ತೆ  ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿ 


5054-04-337-0--01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಸುಬ್ರಹ್ಮ್ಯದಿಂದ - ಭಾಗಮಂಡಲ : ತಲಕಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ಅತೀ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ನ ಅರಂತೋಡು - 
ತೊಡಕಾನ - ಭಾಗಮಂಡಲ 'ರಸ್ಸೆಯ ಉಳಿದ 7 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಹರ 
ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಣತೀರ್ಥ ನದಿ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮೂಲಕ' ನಾಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕುಂದ ಪ ಪೈಸಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸೆಯ ಸರಪಳಿ 000 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ, ೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ) 


ಸ 
೧ರಾಜಪೇಟಿ |ನುಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮದೆ-ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು-ಕೊಳಗದಾಳು-ಚೇರಂಬಾಣೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
10.00 ರಿಂದ 13.00 ರವೆರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತತ ಹಂತ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.ಓ.ಎ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


2ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಯಾವ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದ 
ಕಾರಣ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ. (ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ) 


ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸರಹದ್ದು 


ಗುರುತಿಸಿ ಕೋಡಲಾಗಿೆ. 
ಮಳೆ ಕಾರಣ ಟೋಟಲ್‌ . 
ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ 
ನಂತರ ಸರ್ವೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆಬಾರರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ 
ಇರುವ ಕಾರಣ, ಗುತ್ತಿಗೆ 


ರದ್ಧತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


SSE SS SNE REA NERS 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ 

ಇರುವ ಕಾರಣ, ಗುತ್ತಿಗೆ 

ರಬ್ಬತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


yids 


| 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಗು ಏರಾಜಪೆ 
ಮತ್ತು ಸತ ರಸ್ತೆ ಭಾ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮೂರ್ನಾಡು-ನಾಪೂಕ್ಸು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಪೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ' 
ರಿಂದ 3.00ವರೆಗೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜಿ.ಸಿ.ಬಿ, ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕೆಲಸ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


A 7 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಅಮ್ಮತ್ರಿ-ಮೂರ್ನಾಡು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 1.00 ರಿಂದ 


"3.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃ 


ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ 
ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪುೋರ್ಣಗ'ೊಂಡಿದೆ. 


200.00" [ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ 
ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


200.00 ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
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5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕಾನೂರು-ಕೇಂಬುಕೊಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 11.00 ರಿಂದ 
15.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಕಾನೂರು-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 
2.85 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕಾ. ಅಮೃಕ್ರಿ-ತಿತಿಮಠಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 4.00 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


—04-337-0-01-154 F — 
30 5054-04-337-0-01 ಜಿಲ್ಲಾ ವಿರಾಜಸೇಟೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಜೇಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
p ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
% ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಅಂಬಟ್ಟಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಮಣ್ಣಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 


ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 

ಡಾಂಬರೀಕರಣ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


31 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

32 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 

್ಯ ' ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ನಿಟ್ಟುರು -'ಕೊಲ್ಲಿಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ' 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


, ಆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ನಿಟ್ಟುರು ಕಾಲಭೇರೆಶ್ನರ "ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿ 
(ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ, ದ್ಧಿ) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


50.00 
ನಿವೇಶನ ತಕರಾರಿನಿಂದಾಗಿ 
ಟೆಂಡರ್‌ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು 


40.00 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
75.00 ' ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
200,00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
80.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
100.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
200.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ. ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ 
’ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
15090 ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ 
1 ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಬಾಳಲೆ-ಕೊನನಕಟ್ಟೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 
ಕೊಂಗಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಯರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಛಾಗಮಂಡಲ-ತಲಾಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆರಂಗಾಲ 
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪರಿವಾರ ಕುಟುಂಬ್ಯರ ಮನೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ, ೈದ್ಧಿ 
ಃ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಮ ೈದ್ಧಿ) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


le 
= 


kk 


5054-04-337-0--01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.20 
ರಿಂದ 5.30 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ - ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 
8.80 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈ ೈದ್ಧಿ 'ಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ' 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಂಗ - ಬೊಳ್ಳುಮಾಡು - ನಾಪೋಕ್ಲು ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ 9.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಟ್ಟಿಮಾನಿ - ದಬ್ಬಡ್ಕ - ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
26.00 ರಿಂದ 30.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಕೆಟ್ಟಿಗೇರಿ - ಮರೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 1.00 ರವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ - ಮೂರ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ -: 


8.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ, 200.00 


4 ; ಅಂದಾಜು ಮೊತ ; 
ಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು - Ke 
i ಸತ 3 * li ಗ್‌ ಕ ನ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು” ಅಮ್ಮತಿ - ತಿತಿಮತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ, ರಸೆ ಕಿ.ಮೀ. 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ py pl ky 6° 
" ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
R ರೂ.150.00ಲಕ್ಷಗಳ 
X . | ಅನುದಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, 
5054-03-101-0-02-132 ಮಡಿಕೇರಿ ತ್ರಾ// ಮಕ್ಕಂದೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮುಕ್ಕೋಡ್ಸು ಅವಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
(ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೋಡ್ಡುವಿನ 'ನಾಪಂಡ ಕಾಡು “ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಸೇತುವೆ 


ಕೆಆರ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ 
ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


ಕೃಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 


- i ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆ 
§ F ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ 
ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್‌ ರದ್ದತಿಗಾಗಿ 
5054-03-101-0-02-132 ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಸಟೇಮುವಪಳಟ ತಾ: ಮಾದಾಪುರ ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ-ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ , 
(ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ 00. | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮು.ಇಂ, 
ಸೇತುವೆ 840ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ.'ಸೇಶುವೆ ನಿಮಾಣ ಸಂಕದ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ 
ಪತ್ರ ದಿ: 06.01.2020 ರಲ್ಲಿ 
| ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದು 
ಲ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


11484. 00 


ಮಡಿಕೇರಿ 


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್‌.ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1107(1186) A ನಮೂನೆ 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ'ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಐವರ 
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು : ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ . ' 


| ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಳಿ - NN 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಮಡಿಕೇರಿ 


SE EN NN NN 7 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೦.00 ರಿಂದ 0.30 & 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.40 ರಿಂದ 800 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾ wate . |Removing of Earth slips, Trees & Emergency works in Ralny ಕಾಮಗುರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - seasons in Madikeri Kutta road In Madikeri Tq 
ಮಡಿಕೇರಿ Removing of Earth slips, Trees & Emergency works (Task ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
force Tam) in Madikeri Tq 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ವಾಹನ 


90 . 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
75 
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಎಪ್‌.ಎಂ.ಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಕಾಡ್‌ಗೆ 300.00ಮೀ 
00 
00 


ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ” 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಉಬ್ಬರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ ಹಾಗೂ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 5 
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಎಪ್‌.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಕಾಡ್‌ಗೆ 300.00ಮೀ - 
- ಉದ್ದದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಎಫ್‌.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವರಣದಲ್ಲಿ 03 ತಾತ್ಕಲಿಕ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ 
- ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮೆನ್ಸ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 02 ತಾತ್ಕಲಿಕ 
ಕೊ ಡಿಕ al ky . ರಿ ಪ್ರ ದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ,ಮೀ. 4185 
ಮಡಿಕೇರಿ ರಿಂದ 69.65, ಕಿ.ಮೀ. 71.25 ರಿಂದ 89.30 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ, 92.95 ರಿಂದ” _ 38.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 

ಡಗು 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು 


106.25 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 


ERS 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಷಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


MY Bk 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 225.07 
ರಿಂದ 237.47 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 240.70 ರಿಂದ 255.71 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು - ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಕೂಡಿಗೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 63.50 ರಿಂದ 70.75 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 81.15 ರಿಂದ 97.55 
ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 96.00 
ರಿಂದ 98.60, ಕಿ.ಮೀ. 99.16 ರಿಂದ 105.55, ಕಿ.ಮೀ. 129.97 ರಿಂದ 156.57, 
ಕಿ.ಮೀ. 159.67 ರಿಂದ 168.87 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 170.25 ರಿಂದ 181.03 

ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹೆಣೆ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ" 
11.75, ಕಿ.ಮೀ. 14.00 ರಿಂದ 15.40, ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 24.00 ರವರೆಗೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 


3054~03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.82 
ರಿಂದ 22.62, ಕಿ.ಮೀ. 33.37 ರಿಂದ 36.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 38.80 ರಿಂದ 
46.67 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ - ಬಾಣಾವಾರ - ಹೆಬ್ಬಾಲೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 15.30, ಕಿ.ಮೀ. 17.70 ರಿಂದ 20.90 ಹಾಗೂ 
ಕಿ.ಮೀ. 22.40 ರಿಂದ 24.40 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


3054-03-337-0--05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 
ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ 
ಪೊರ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಣನೂರು '- ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ - 
ಕುಟ್ಟ. ಬೇಲೂರು - ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಕೂಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 

ಗೋಪಾಲಪುರ - ಬಾಣಾವಾರ - ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಭಾರಿಗಳಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಪೊರ್ಸ್‌ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 


3054-03-337-0--05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0--05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-03-337-0--05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೆಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.75 ರಿಂದ 13.00, ' 
15.00 ರಿಂದ 28.50 & 34.30 ರಿಂದ 41.85 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


20 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ u 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 61.00 ರಿಂದ K ' 
81.00 & 82.50 ರಿಂದ 117.50 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 200 ಕಾಮಗಾರಿ; ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಣ್ಣಿಮಾನಿ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ 3.20 ರಿಂದ 23.70, 25.00 ರಿಂದ 50.00 ಹಾಗೂ 52.00 ರಿಂದ 60.00 
ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ Removing of Earth slips, Trees & Emergency works in Rainy 475 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಪಿಯಲ್ಲಿದೆ 
seasons in Hunur Talacavery road in Madikeri Tq 
Removing, of Earth slips, Trees & Emergency works in Rainy 
seasons in Virajpet Bynduru Road in Madikeri Tq 
" ವಿರಾಜಪೇಟೆ Removing,of Earth slips, Trees & Emergency works in Rainy 450 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗೆ ತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
seasons in Madikeri- Bhagamandala Road in Madikeri Tq 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ Removing of Earth slips, Trees & Emergency works in Rainy ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
seasons in Bhagamandala-Karike Road in Madikeri Tq 


Removing of Earth slips, Trees & Emergency works in Rainy 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ seasons in Thalacauvery range from Bhagamnadala-Talacauvery 
road in Madikeri Tq 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಭಾಗಮಂಡಲ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಯಿಂದ 
ಹೆಲಿಪ್ಕಾಡ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತನಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗಮಂಡಲ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 03 
ಲ್ಲಿ 

| ವಾ | ತಾತ್ಕಲಿಕ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನ 
ಆವರಣದ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ಸೆ ಜಂಕನ್‌ನ" ವರೆಗೆ 

ಪ ಸ್ತ ಜಂಕ್ಷಿ 
ಹೆದ್ಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೂಚನಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಮಂಡಲದಿಂದ 
|3| ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | ous | ತಲಕಾವೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸೂಚನಘಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| ಎ | s | | 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


" ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
2 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
25 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕ 
ಸ್ವ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಕೊ! 
ಕೊ 


ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಡಗು 
ಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಡಗು 


ಕೊ! 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 


ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಚಗು 


31 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಕೊ ನರಾಟಪೇಟಿ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗಮಂಡಲದ ಚೇರಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಯುದ್ಧಸ್ಕಾರಕ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ) ಮೈದಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 02 ತಾತ್ಕಲಿಕ ಹೆಲಿಪ್ಕಾಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಟೈಂದುಾರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ. 27ರ ಕಿಮ. 9.00 ರಿಂದ 
ವಿ 9 5 . 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ A 1.25 ಕಿಮೊವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 490 ಕಾನಾಗಾರಿ ೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


[ 


ಅಂಜಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


EN EN NN CN 


‘1 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ. 90ರ ಕಿಮೂ. 21.74 ರಿಂದ 
33 ಕೊ ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
ಹೆಬ್ಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 25.60 ಮತ್ತು 39.00 ರಿಂದ 61.00 ಕಿಮೂ, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
4 ಕೊ 


ಡಗು 22.00 ಕಾಮಗಾರಿ .ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾ: . , 50. . 
K 4-03-33 5-200 ರಾಜ್ಯ ಡಗು ನಿರಾಜಪೇಟಿ |ಕೌನನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ ಸಂ, 9ರ ಕಿಮ. 50.26 ರಿಂದ 59.50 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವರೆಗೆ, 69.00 ರಿಂದ 94.76 ಕಿಮೊ, ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


22.00 ಕಾಮಗಾರಿ . ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೂ. 25.00 ರಿಂದ 48.40, 54.70 ರಿಂದ 58.80. 61.50 
ರಿಂದ 66.60. 70.70 ರಿಂದ 7150 ಹಾಗೂ ಕಿಮಿ. 76.00 ರಿಂದ 86.00 ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


30.88 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಇ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ಬಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


| ದೆ 
ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟಾಸ್ಕ್‌ಪೋಸ್‌್ವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಗಾಲದ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಪೋಸ್‌ ನಿರ್ವಹಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಗಾಲದ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಪೋಸ್‌ನ್ಷ ನಿರ್ವಹಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣನುರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಗಾಲದ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟಾಸ್ಕ್‌ಪೋಸ್‌ನ್ಷ ನಿರ್ವಹಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ... 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ಮೂರ್ನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.60 ರಿಂದ 16.40 
3 § ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 150 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತ್ತಲೆಕುಡು-ಮರಗೋಡು-ಕೊಂಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 4.30 ರಿಂದ 14.80 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿರಾಜಪೇಟಿ 


\ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಕಡಮಕಲ್ಲು-ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ಸ್ತ | ದೆ 
ರಿಂದ 3.50 ಹಾಗೂ 3.69 ರಿಂದ 1600ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಅಬ್ಬಿಖಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 135 ರಿಂದ 6.60 
ಮ ಗದೆ K ಪ್ರ ಲ್ಲಿದೆ 
ಡಿಕೇರ | ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 180 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 


5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


v 
3B 
) 
[N 
se 
ಹಿ 
[3 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


2.77 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


€: 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕಿ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


Removing of Earth slips, Trees & Emergency works in Rainy 
seasons in Madikeri Hobli in Madikeri Tq 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತ 


1} 


ib 
[oR 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ - 
** ಡ ಡಿಕೆ -— - ಸ್ನೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿ i 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಕು ಕಾನನಕಾಡು ಕೃಷ್ಣಾಹುರ ನಾಲಸ್ನರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 7 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ K Ny 
ಸೌ a ) - ಚೇರಳ .ಮೀ. 0. N h 

ಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು WN ಕೇರಿ Pಲೂಕು ಅಭ್ಯತ್‌ಮಂಗಲ - ಚೇರಳ ಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.24 2.10 

3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ of } 

ಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು - ಮಡಿಕೇರಿ ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಲೆ - ಹಳೆಕೋಟೆ - ಚಿಕ್ಕಕಮರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 2.50 

3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ° ] 
ಇ 7 pe - .ಮೀ. 2. .4 ಮ. 

ಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇ ಕು ಮಾದಾಪುರ ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.20 ರಿಂದ 29. 10.65 

3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ್ಣ 


ಮಡಿಕೇರಿ p- ~ ವ ಕ. ಮೀ.000ಂರೆ | 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು e: ಬಿಳಿಗೇರಿ -. ಕಿರಗಂದೂರು - ತಾಕೇರಿ - ಹಾನಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 5.00 ಟೆ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹ: 


ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ 


3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


[) 
a 
£ 
ಈ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
is ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಕ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ; | | ' 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮಾದೇಗೋಡು - ಕೆಂಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆ 1.70 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


: ') ko ಪ್ರ; F X x X dl 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಕು ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 3.20 ಕ್ಷೆ 3 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ 


MM 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ p 
ಡಿಕೆ - - § .ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ದುಂಡಳ್ಳಿ - ಯಸಳೊರುಪೇಟೆ - ಕ್ಕಾತೆ - ಕೊಡಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂ 3 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ Ri 
ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ  ಳಿಮರೂರು-ಗಣಗೂರು-ಮಾ 8. F : ) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಡ ಡಿಕೇ ಗಣ ಲಂಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.5ರ "ಹಾಗೂ 4.51 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


.00 
.50 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ | 
೫ ಮ! 4 ನ್‌. hn Hel p “Ut ಊಂ. ) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು ಡಿಕೇಂ [ನಕಟ್ಟೆ - ತಲ್ಪಾರೆಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ - ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ - ಹರಗ- ಕಿಕ್ಕರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 5.70 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಚಿಲ್ಲಾ 
18 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು |; ಮಡಿಕೇರಿ [ಗುಬ್ಬನಮನೆ - ತಾಕೇರಿ - ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ - ಹರಗ - ಬೆಟ್ಟರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ರಳ್ಳಿ , ಮಾಬಾಪುರ - ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ , ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಹಾನಗಲ್ಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


y ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗ “ [ಕಾಮಗಾರಿ ತ ಹಂತ 
ಕೃಶೀರ್ಷಿ' ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತು: 
3 NE So ENR SINT SEE ESN 
3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ik - 
- 3 -ಶಾಂತ 4 ಡ ಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | ಕೊಡಗು ಟೆ . ಗೋಣಿಮರೂರು-ಗಣಗೂರು-ಮಾಲಂಬಿ. ಕಲ್ಕಂದೂರು-ಶಾಂತಳ್ಳಿ, ಮಾವಿನಕ WOE ರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ: 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ a i & 5.00 ರಿಂದ 880 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 2 


, NE i ಸಿ 
TE Ere ee 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - K ರಾಜ; 4 4 & 23. 47, 30. 4 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


f 


ಬ (g 
© [J 


4 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಕತ್ತೂರು-ಅಭ್ಯತ್‌ಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 490 ರಿಂದ 
16.20 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


.00 
2.75 
0 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


10 
2.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


[Na 
ಬ 


Fa] 
[3 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಂಗ-ಬೊಳ್ಳುಮಾಡು-ನಾಪೋಕ್ಸು ರಸ್ತೆ 6.40 ರಿಂದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 9.00, 10.10ರ೦ದ 15.50 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಬ್ಬ-ನೆಲಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ | 
§ ರಿ ತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ Bian ನಗ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 20 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಗ್ಗ್ಲೋಡ್ಲು-ಕಾಟಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 2.40 
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ಕೊಡಗು ಏರಾಜಪೇಟೆ ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
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ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟೂರು-ಕೇಟೋಳಿ-ಕಾರುಗುಂದ-ಕೊಡಗನಮನೆ ರಸ್ತೆ 
£ by - k ದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ais ಕಮೀ 0.0 ರಿಂದ 7.56 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 3 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ನಾಡು-ನಾಪೋಳ್ಸು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು ವರ್ರಾಜಪೇಟ್ರಿ Ree 2.75 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ y ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ನಾಡು-ಬಲಮುರಿ-ಪಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 180 
1 > , ರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
|3| ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ se ರಿಂದ 8.80 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ೫25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
00 ಪ್ರ 


0 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 & 5.0 ರಿಂದ 9.60 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 


2 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ನಾಡು-ಕುಂಬಳದಾಳು-ಹೊದವಾಡ-ಪಾಲೂರು 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
. ನಿರ್ವಹಣೆ 
3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಕೇರಿ-ಬಿಳಿಗೇರಿ-ಕುಂಬಳದಾಳು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ j 
' ಕೊಡ, k ಇ 
|೫| ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.00ರಿಂದ 4.00 & 5.00 ರಿಂದ 9.60 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


[3 
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28 
F ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದೆ-ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು-ಕೊಳಗದಾಳು-ಚೇರಂಬಾಣೆ ರಸ್ತೆ 
9 ಲ್ಲ; CD - 
3 | $.ಮೀ 00 ರಿಂದ 1880 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (3 
30 ಕೊಡಗು 
31 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಜಿ 
3 | 
- 
ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ Removing of Earth slips, Trees & Emergency Works in Rainy 300 
seasons in Sampaje Hobli in Madikeri Tq 
ನ್‌್‌ ಎ 
ಕೊಡಗು 


ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
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ವಿರಾಜಪೇಟೆ Removing of Earth slips, Trees & Emergency works in Rainy 
| seasons in Napoklu Hobli in Madikeri Tq 
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ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ . 

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
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ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


| | Ke 
ME 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


[N° 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕ್ರ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 

3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ww 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ವಿ - 
ಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ (ರೂಲಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


3 | 
3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮ 
ಮು ಖ್ಯ ರೆ ಸ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಭ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಪೋಸ್‌ನ್ಹ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ 5,0 


0 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3054-03-102-0-01-200° ರಾಜ್ಯ | 
bh - , . ಸೆ ದು ಹ \ 
1] ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಗಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 162.50 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವು: 5.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ , 
* ಕೊಡಗು ಕೆ ಕು ಹಿ: - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 176.9 ಸೇತುವೆ ಕ . ದಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಡಿಕೇರಿ [ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 17690 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ರಕ್ಷಣಾ 3.25 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ | 
ಕೊಡ ಕು - ಚೆಟ್ಟ ಕಿ.ಮೀ 178.30 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ಕ ತದ 
3] ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 'ಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ [ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 178.30 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ _ 
3054-03-102-0-01-200 8 ಮಡಿಕೇರಿ ಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 47.50 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣ್‌ 2.5 


ಪ. 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ -ನಿರ್ವಹಣೆ | ಪಂ | 0 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಕೊಡಗು ಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 51.95 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣ 3.00 
| Sie | ? 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


2ರ 
& 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 

ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 

3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 62.25 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣ 2.7 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ K . 
k ಗು ಮ [ಲೂಕು ಎರಾ: - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೇ 71. ವೆ ತ K ದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡ ಡಕೇರಿ ಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 71.35 ರಳ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಃ 4.50 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ N 
8 ಕೊ ಕು ಕೊಃ - . 7 ಸೆ ಕ್ಸ 
W ಹೆದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಕು ಕೊಣನೂರು: ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.75 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಗು ಮಡಕೇರಿ ಕು ಕೊಣನೂರು -ಮಾಕುಟ್ಟ ರೆಸೆ ಕಿಮೀ 29.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ 5.00 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ * ¢ ಕು ಕೂಣ ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 29.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇ ಕ್ಷಣಾ ಗೋ . 
| ವರಣ | 99 


: 3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ , R 

ಡ। [ . . 
| ಹೆದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 31.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ 
W 3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ೇಲೂರು-ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-ಕೂಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 93.75 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ 5 


ಕೊಡಗು . ಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 76.10 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣ 5.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಲೆ (ತ್ರ 


—03-102-0-01-200 
RIS ನಜ ಮಡಿಕೇರಿ ಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 83.25 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಕು 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ eT ತಾಲೂಕು ವಿರ್ಲಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 92.45 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಮಃ ಕು ವಿ ಟೆ- ರು 1, 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ EES ತಾಲೂ ರಾಜಪೇ ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 95.125 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿ: ಟೆಲಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
EE ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 139.10 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಅಗಲ: | 0 [ie ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


FN 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


- ಚಿಬ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ. 23೨0ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಪಕ್ಕದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ BE ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.244.05 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ| ' 


ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.244.07 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 


ರಿ ಗ —: 

ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.241.95 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 

3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ TE - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 136.70 ರಲ್ಲಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 4 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


MM 
o 


[2 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
- ಮ - ದ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಣ್ಣಿಮಾನಿ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 59.30ರಲ್ಲಿ ಮೊ EEE ಪ್ರಕಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
0 ಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಣ್ಣಿಮಾನಿ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 60.70ರಲ್ಲಿ ಸೇ: KNEE ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಧಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಣ್ಣಿಮಾನಿ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ 48.50ರಲ್ಲಿ ಮೊಕ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
= ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 68.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರ. We ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


[8] 
ಟು 


[2 
pS 
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My 
WwW 


ಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 30.20ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂ 


ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ - ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ 


3 


27 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


[ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ವ ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) |ಕೌಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 
7 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಣ್ಣಿಮಾನಿ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 57.30ರಲ್ಲಿ ಸೇತ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
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28 3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
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೭ರ 
Rt 
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3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 


30 
y ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಡಗು 
ಡಗು 
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ಕೊಃ 
ಕೊ 
ಕೊಃ 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುಖೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ . ' 


ಕ್ಲೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 


Ta TRG ಕೊಡಗು ಪೇಟಿ ಬ್ಲೂಕು ಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ 2880ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರ: 5.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿರಾಜಪೇ ಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ -ಬೈಂ। ಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2880ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂ: _ ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿ ತದಲ್ಲಿ! 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಮೇಟಿ. pd 
ಹೆಬಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 30.40ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂ! 
3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ > 
ಸ್ಸ ವ oR 
ಹೆದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಗು ಎರಾಜಪೇಟೆ [ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 72.80ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋ 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಗು ಪೇಟೆ ಇ ಪೇಟೆ-ಬೆ ರು ರಸೆ 8: 66ರ ಪೋರಿ ಮತು ಸಹಚರ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿರಾಜಪೇ ಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂಃ ಸೆ ಕಿ.ಮೀ 30.60ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂ 


37 3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ FAR ವ B MRE ನ 
ಹೆದ್ಧಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿರಾಜಪೇ [ಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 112.80ರಲ್ಲಿ ರಿ ದುರ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


2.10 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
5.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 

3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಗು 4 ಸಂ 

ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ? ವಿರಾಜಪೇ ಕು ವರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 27.50ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂ 5.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ! 
3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಗು / ಫೇಟೆ ಕ | ಮಕ ಮೊ 

ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ R ವಿರಾಜಪೇ hಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.60 & 690ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 

ee J NE ಪೇಟಿ |್ಲೂಕು ವಿರಾಜನೇಟೆ-ಬೈಲದೂರು ರಸ್ತೆ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರ 0 

ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ; ವಿರಾಜಪೇ ಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2170ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂ 5.0 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
a. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಲ್ಲೂಕು ಮ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 52.10 ರಲ್ಲಿ ಮೋ 


ಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 100. 30ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರ. 
ಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು -ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 111.20ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ /ಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 79.80ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ. 89ರ ಕಿಮಿ. 55.60 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಬರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾ 


SL ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
[) 


es ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟಂಡರ್‌ ಪ್ರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
sm [oar ಪ್ರಶಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
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3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


[0 


45 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
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Temes 
II STN 
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ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
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[= 


Ww 


pe FN ಮಿ | 
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| 3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


[0 


UU 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ. 89ರ ಕಿಮಿ. 84.20 ರಿಂದ 84.30 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ. 27ರ ಕಿಮಿ. 4.80 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಬರ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂರಕ್ಷ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


54 


ು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ು 
re] - 
ಲೆಕ್ಕಶೀಷಿ। ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ . ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


[2 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ | ) p 
4 2 ್ಸ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ |್ವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ. 89ರ ಕಿಮಿ. 75.60 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲರ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂರಕ್ಷ 
3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ' H 
kh ಧಿ K ಯೆ ದೆ 
UNS | 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಕಡಮಕಲ್ಲು-ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.60 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | 


A ಮಡಿಕೇರಿ [[ಕಡಮಕಲ್ಲು-ಸು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ Re ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ i: ಲ್ಲು-ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಸ್ತ, :10:ರಲ್ಲಿ'ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ. ಈ 


SERA. ; ಮಡಿಕೇರಿ ಡಿಕೆ ರಸೆ ಸರಪಳಿ 0.90 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿಮಾ 5.00 

ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಿ [3 ಸಿಕೇರಿ-ಅಬ್ಬಿಪಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಃ 8 ಲ್ಲಿ (ರಿ ಬು ಸಿ.ಸಿ. '೦ಡಿ ನಿರ್ಮಾಕ್ಸೆ A 

PSS NERS ಮಡಿಕೇರಿ | ಮಾದಾಪುರ - ಸ ತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.25 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ 4.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ $ ರಾತುರಿ/್‌ ಳೀ ಶಾಂತನ್ಳೂನಸ್ನೆಯು ಕಿಮ ಸಿನ ಸೇನೆಗೆ ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ: 


ಮಡಿಕೇರಿ-ಕಡಮಕಲ್ಲು-ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ p 3 ಸ ಭ್‌ Me F400 ESA 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ೪ ಡಿಕೇರಿ 'ದಾಪುರ ~- ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.40 ರಲ್ಲಿನ ಸೇ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
a ಮಡಿಕೇರಿ ಮಾದಾಪುರ - ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 11.20 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ : ್ಟ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


Hf, 


3054-04-105—0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


py 
[1 
ರ 


ಮಾದಾಪುರ - ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 13.50 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾದಾಪುರ -, ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 14.80 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ 


| 3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾದಾಪುರ -, ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ 


ಕ್ಷೇತ್ರ 
pe 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣಿ ಮಾದಾಪುರ -, ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 18.40 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ... 


'ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸಗೋಡು-ಯಲಕನೂರು-ಕಣಿವೆ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 12.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 1 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ p ಮಸಗೋಡು-ಯಲಕನೂರು-ಕಣಿವೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಲ್ಲೂಕು ದುಂಡಳ್ಳಿ-ಯಸಳೂರು-ಕ್ಕಾತೆ-ಕೊಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ: 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


—l ಸೆ. 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 'ಡ್ನಮಳ್ಳ- ಆಟ್ಟೂಧುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಥೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ-ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹ। 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ" ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತ 


ಬೆಂಡರ್‌:ಪಕ್ರಿಯಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌. ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
Lise ಪಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ |' 
ಭ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಸ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂಲಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
| 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿ ; 
ಟಃ ನ್ನಲ್ಳಕಟ್ಟಿ -ಬೀದಳ್ಳಿ-ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ: ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ . ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


08060-001520 Beg ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ -ಬೀದಳ್ಳಿ-ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ- ಕಿ.ಮೀ 1235 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಚತಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ) ಡಿಕೇರಿ ನ್ನಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ -ಬೀದಲ್ಳಿ-ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ - ಕಿ.ಮೀ 12.35 ಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾ ©! ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ; 
3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ f p 4 \ ಹಾ ತದಲಿದೆ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನ್ನಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ -ಬೀದಳ್ಳಿ-ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 12:60 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮರು'ನಿರ್ಮಾ: ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ: 
3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ § y ಸ BE ತದಲಿದೆ 
1 ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸ್ಟೆ -ಜಬೀದಳ್ಳಿ-ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 15.20 ರೆಲ್ಲಿ ಮೋರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಸ h ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ: 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ y 4 ಟಿ ತದಲಿದೆ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ \ ಮಡಿಕೇರಿ ಲಕಟ್ಟೆ -ಬೀದಳ್ಳಿ-ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 15.45 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮ - ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ: 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ೂಡ ಪ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣಿ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ನ್ನಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ -ಬೀದಳ್ಳಿ-ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 15.50 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ k ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
3054-04-105-0--01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ೂಡಗು ನ 4 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣಿ ಕೊ ಮಡಿಕೇರಿ ನ್ನಲ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ~ಬೀದಳ್ಳಿ-ಕುಂದಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 17.10 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ S ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ MR - K 

ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ನ್ನಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ -ಬೀದಳ್ಳಿ-ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 60:09 ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾ K ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಡೆ f ಸ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. ೧ಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ನ್ನಲ್ಳಿಕಟ್ಟೆ -ಬೀದಳ್ಳಿ-ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 18.15 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


[eR 
ಚ 
[$) 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ € ' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತ 


PLS 
(e 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣ | ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ 


್ಛನ್ನಲಿಕಟ್ಟೆ -ಬೀದಳ್ಳಿ-ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 18.75 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ | ಕಲ್ಕಂದೂರು-ಶಾಂತ'ಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.30" ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಅಗಲಗೊಳಿಸುವುದು. 


ಕೊಡಗು | wre potent ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.40 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ 2 
Wk | | 
Wk 


ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಧಮನೆ-ತಾಕೇರಿ-ಬಾರ್ಲಗಟ್ಡೆ-ಹರಗ-ಬೆಟ್ಟದಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 125 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ 


ಕೊಡಗು mas fore ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.50 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿ 
Wi 
Wk 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುಷೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಳ್ಳಿ-ತಾಕೇರಿ-ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ-ಹರಗ-ಕಿಕ್ಕರಳಿ ರಸ್ಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 8.90 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿಯ ಪಃ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ುರಶೆ್ಟಳ್ಳಿ-ತಾಕೇರಿ-ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ-ಹರಗ-ಕಿಕ್ಕರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 9.55 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗೇರಿ -ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.60 ರಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಃ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಲಮುರಿ-ಪಾರಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.40 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಸೇತುವೆ "ದುರಸ್ಕೀ( ಮುಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜೆಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.85 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಕ್ಕಬ್ಬ-ನೆಲಜ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.85 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


| | 'ಡಂಗ-ಬೊಳ್ಳುಮಾಡು-ನಾಪೋಕ್ಸು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.30 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ! : 


| | 'ಡಂಗ-ಬೊಳ್ಳುಮಾಡು-ಸಾಪೋಕ್ಸು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12,70 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ದುರಸಿ! 
ಕಗ್ನೋಡ್ಲು- ಕಾಟಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 110 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ, 
muss pense ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 135 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಮ ದುರ 
| me | ಕಗ್ಗೋಡ್ಗು- ಕಾಟಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 180 ಹ ಹಳೇ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 
| A ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ ೫ ರಲ್ಲಿರುವ ಕಿರು ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಶ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ' ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ 'ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ |: 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ 
ಫಾ (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕೊಡಗು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ' 


ಹ be 


ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಥೇಟೆ-ಬೋಯಿಕೇರಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೊ. 2.50 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿ! 


ii 


ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


EN 


ಶಟಕೇರಿ-ಉಡೋತ್ಸ್‌ಮೊಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.30 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಮೋರಿ ದುರ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಇ 


ಗದಾಳು -ಚೇರಂಬಾಣೆ .ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.30 ರಲ್ಲಿರುವ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ದಾಳು -ಚೇರಂಬಾಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.60 ರಲ್ಲಿರುವ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಲಮುರಿ-ಖಾರಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.30 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಗ್ಲೋಡ್ಗು- ಕಾಟಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.10 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 'ಮ್ಮಾಡು-ಪಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 1.60ರಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಸೇತುವೆಯ ರಿಟನ್ಸ್‌ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ' 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


:3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ತ್ರಿ-ಹೆಮ್ಮಾಡು-ಪಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 1.70ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾ। ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು-ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮ. 1.20 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-105-0--01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕುಂದ - ಬಿ.ಪೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ರೈಲ್ಸ್‌ ದುರಸ್ತಿ 


ಅಮೃ್ಮತ್ರಿ-ಮೂರ್ನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೂ. 9.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ರೈಲ್ಸ್‌ ದುರಸ್ತಿ 


ದಮಳ್ಳೂರು-ಕಡಂಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮ. 2.10 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


| mes rr ಇರ್ಪ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೂ. 5.10 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನ! 
ನಾಣಿ-ಪರಕಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮ. 10.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿಮಾ: 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಕ್ರಿಯಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಕ್ಷತ್ರ 
ECR 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ 'ಮಂಗಲ-ನಾಲ್ಟೇರಿ ಕಿಮೊ, 2.90 ರಃ ರುವ ರಿ 4 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಾಜಪೇ 01 ಲೂನಾ ್ಕೇ ರಸ್ತೆ ಮೂ. 2.90 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾ: 


ಅಮ್ಮತ್ರಿ-ತಿತಿಮತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೂ. 8.30 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ - 
- ಎ ಟೆ 1-ಬಾಳಾಜಿ-ಜೋಡುಬೆಟ್ಟಿ-ಕುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೂ. 5.80 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿ ಪುನರ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ mes [on ೀಡುಬೆಟ್ಟಿ-ಕುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೊ ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ,ಪುನ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನ್ನಂಪೇಟೆ-ಈಚೂರು-ಹಾತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೊ. 2.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಜ್‌ ದುರ 


mes [emanate ರೆಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.80 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ 
| ಸಂಪೇಟೆ-ಪೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮ. 2.80 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿಮಾ! 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ [ೇಟಿ- ಮ ರಸ್ತೆ 4. ಕುಸಿ ಪು 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | oem | ಕಾನೂರು-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮ. 4.10 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿ: 


3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು | 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


| mes pn ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ, 2.30 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ" ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಘರ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
& 


2059-80-053-4~00-200 ವಿವಿಧ 


ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ/ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ _ " 
2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ! ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುದರ್ಶನ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ' ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ' 
2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ \ § 
"ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ! ಮಡಿಕೇರಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ 
ನಿರ್ವಹಣ 


2059-80-053-4-00-200 ಏವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ/ 
ನಿರ್ವಜಣೆ 


ಮಡಿಕೇರಿಯ ಗಾಲ್ಫ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
w 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ/ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹುಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣ್ಕ 


fd 
- 
[ವ 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ! 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವ 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ/ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಜೀಪು ಕೆಎ-01-ಜಿ-4106ರ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿ 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ! 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರು ಕೆಎ-01-ಜಿ-4384ರ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿವ 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ/ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೀನ್‌ ಹಾಗೂ ವಿವಿಐಪಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1& 2ಕ್ಕೆ 


ಜey 
aco apga creas 


pbvoeiE cues ಉಧಂಯಂ ಭರತದ ೧3೪೦ದ ಬವಿಲಂಂ ದಡ ಬಂ 

k EG 002-00-b-£50-08-6s0z 

: ಭಣsen 
pಶಿweis au ಲಯ acm augitp acreok 
_ HC 00T-00-b-£50-08-650Z 

phroelt Qe 
[oN 
phweiR 96 ಣಂ ಎಎ ಔಟ ಧರಟಧಿಬಣ ಉಣ ಟಂಣಲ ಭುಲಂದಾಲಾಲp 4 
phroels Que ” ಎ ಪಾಂ ಪಾಧಾಲೊಟದಂಾ ಭಂಟ ೨೮ ಬಲ ಛುಂಲಲರಗೇಟ ಕಂ 
pbvoeHE couse ” wee anaes Hla Hoo aೊಂs soಶಿanoe wT 
ಶಿ aur [7 ಣಾ ಊಂ ಥೀಯರಿ ಆಂ 'ಯಧೀಳಲಬರಂ ೮೧ ಇಳ ರಂಭ 


HbroelE gees ೧ನ ಊಂ "ಇಲ ಆಂಟನಿ ಉಂ ೧1 ೇox ್ರeop ಗೇ 


ಜಣತಲ 
Rom auplas eres 
RES 00T-00--£50-08-650T 


ಜತರ 
Rom augap execk 
HCG 00T-00-b-£50-08~650Z 


ಜಜ೨ನರ 
How audta areas 
HEC 00T-00--£50-08-650Z 


ಜಕು೨ರರ 
om augitia exeok 
HES 00T-00-t-£50-08-6502 


ಭಜ೨ದರ 
neg pcm avila execk 
REG 00T-00-b-£50-08-650T 


ಜಯ೨ನಲ 
Room aves awece 
HES 00T-00-¥-£50-08-650T 
ಬಣಪನಲ 
Hom aula eset 
CS 00Z-00-೪-£50~-08-650Z 
ES 


Ba/uene ' ಗಳ ಔಣ 


A ) 
Rep ಲಂ 


3 


ಸಂಜ ನಔ ಲಲ . ಹಹ ಇಂ 


®) 
w 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಲಜಾಜು ಮೊತ್ತ p 
(ರೊಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ f 


2 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ/ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸುಂಠಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ 


2059-80-053-4-00-200 ಎವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಯಿ/ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕಛೇರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ! 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಯ ಜೀಪು ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಎ-19, ಜಿ-590ರ ಇ 


[xd 
ಆ 
[ವ 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ/ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಭಾಗಮಂಡಲ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


- 
A | [om [one ಲೋ.ಇ. ಕಛೇರಿಗೆ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ವೃ 3.60 
Kl 


2059-80-053-4-00-200 ಎವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಕಿ/ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ನಾಪೋಕ್ಸ್ಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ/ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋ.ಇ. ಕಛೇರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ/ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ! 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ 'ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ/ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಡ 


€ 


ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


2059-80-053-4-00-200 'ವಿವಿಧ 
"ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರ, 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


pS 
[UCR 


ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ! 
ನಿರ್ವಹಣೆ' 


ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ/ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ 


ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ 


ಮಡಿಕೇರಿ 


ಗು 
2216-01-700-3-01-200 ವಸ 
216-0 0-3 200 ತಿ ಕೊಡಗು 


ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಕಿನಿರ್ವಹಣೆ &} eB 


2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಯಿನಿರ್ವಹಣೆ 


2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ - 
ಗೃಹಗಳ 'ದುರಸ್ಥಿನಿರ್ವಹಣೆ 


2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ 


ಸಾ 
ಸಾ 


ಕೊಡಗು 
ಡಗು 
ಡಗು 


ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಕಿಗಿರ್ವಹಣೆ ಕೂ 


2216-01-700-3-01-200 ಪಸ3 J - 
. ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗಿರ್ವಹಣೆ ಫಗ 


g 


ಡಗು 1 


ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗಿರ್ವಹಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂಶ 


2ರ 
& 


2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಕಿನಿರ್ವಹಣೆ 


2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ವಿನಿರ್ವಹಣೆ 


2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ ' 
ಗೃಹೆಗಳ ದುರಸ್ಸಿನಿರ್ವಹಣೆ 


2 
1s | >216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗಿರ್ವಹಣೆ . 
2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಯಿನಿರ್ವಹಣೆ 


2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿನಿರ್ವಹಣೆ 


2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಯಿಗಿರ್ವಹಣೆ 


i7 | 2216-01-700-3-01-200 ವಸೆತಿ 
ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗಿರ್ವಹಣೆ 

2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಯಿಗಿರ್ವಹಣೆ 

2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿನಿರ್ವಹಣೆ 

20 | 2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿನಿರ್ವಹಣೆ 

21 2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿನಿರ್ವಹಣೆ 


2216-01-700-3--01-200 ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ 1೧ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಖ್ಯೆ 19-20(1) ರ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ( ಜಮುನಾ ಜಿಲ 4.95 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


| ಪಂಕ | ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಖ್ಯೆ 19-79 ರ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಅರುಣಾಕ್ಷಿ ನ್ಯಾಂ 


ಮಡಿಕೇರಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋ.ಇ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ದುರಸ್ಕಿ ಕ 


ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕೊ 


17 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌. ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಖ್ಯೆ 9-20 ರ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗ್ಗ 2.50 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಖ್ಯೆ 19-78 ರ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ 18-21(182) ರ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾಶಿ ( ಮಂಜುನಾಥ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 


| ಪಂಥ [ಜಗ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಖ್ಯೆ 18-15(1&2) ರ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮ: 2.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ನ್ಲಿಡಗು 
ಕೊಡಗು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕೊ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕೊ 
ಕೊ 


ಡಗು 
ಡಗು 
ಡಗು 
ಡಗು 


ಕೊ | ಮಡಳಣ [ವಾಂತಿ ಜಎಂನರ ವಸತಿಗೃಹ- (ಹಿಶ್ರೇ) ವಸತಿಗೃಹ-2 ರ (ಕ ಶ್ರೇ) ದ 2.90 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮಾದಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಡಬ್ಬ್ಯೂಎಸ್‌.ಓ. ವಸತಿಗೃಹ ದುರಸ್ಥಿ 


| ಹಯo [noes ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ವಸತಿಗೃಹ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹ 2.90 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ಕೂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ -1 ರ ದುರಸ್ಥಿ 


ಪ್ರಿನ್ನಿಪಾಲ್‌ `ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ (ಸಿ.ಡಿ) ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ 4.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕೊಡಗು 
FR 
ಕೊಡಗು 
ಹಡಗು 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ (ಜೂ.ಡಿ) ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಮ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ. ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ದುರ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕೊಡಗು 


63.47 


“ಒಟ್ಟು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


€ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು 


ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


i 
[UCN 


12 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17.70 ರಿಂದ 
—03-337-0-05-200 Md f ಈ FA k 
3054-03-337-0-05 ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ 18.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) . > ರೆಸೆಯ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ - - 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 06.50 ರಿಂದ 07.10 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಪ್‌ K 
- ದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ Poe ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ - ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ದೈಂದೂರು.ರಸೆ ಕಿ.ಮೀ 16.80 ರಿಂದ - ' 
K ಕೊಡ KE ಲ Ke ; ಯೆ ತದಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಗು ಮಡಿಕೇರಿ | 1710ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ/ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ ಟಿಂಡಲ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸೆ ಕಿ.ಮೀ 2100 ರಿಂದ - 
ನೆ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೆ Ko ಈ Kd ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 22.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತಿರುವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿ 0: % 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.80 ರಿಂದ 4.00 
ಕೊಡ; ಮಡಿಕೇರಿ Me) ನ ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) | ಕೊಡಗು ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ/ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ | ಮಡಿಕೇರಿ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.80 ರಿಂದ 3,50 
ಕೊಡ ಮ ರಿ ್ಸ ಆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) : ಗು ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ/ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ ೦ಡಲ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
. i ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
—03-337-0-05- K K ಲ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ | ಸ್ಯಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ 44.00 ರಿಂದ 52.00ರವರೆಗೆ ರಸೆಯ ತಿರುವುಗಳ ಅಗಲಿಕರಣ ಹಾಗು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 7 ತಿರುವು ಸ ೪ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು - ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಕೂಡಿಗೆ 
—03-337-0-05- : 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ | ಸ್ಲಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ | ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. ಕಿ.ಮೀ, 8115 ರಿಂದ 90.00 ವರೆಗೆ ರಸೆಯ ತಿರುವುಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆಬ್ಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ೨ ¥) ಪೂ 
ಆಗಲಿಕರಣ ಹಾಗು ತಿರುವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ" 
334 Ns fe i) ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, ಕಿ.ಮೀ. 159.87 ರಿಂದ 168.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಕದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಚ್ಚು ತಿರುವುಗಳ ಆಗಲಿಕರಣ ಹಾಗು ತಿರುವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಲೆಕ್ಕ! ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
"ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆಬ್ಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ 


Ee 
wi 


le 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
94.650 ರಿಂದ 94.750 ವರೆಗೆ ತಿರುವು ಅಗಲೀಕರಣ ಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾಬೆ- ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 103.40 
ರಿಂದ 103.550 ವರೆಗೆ ತಿರುವು ಅಗಲೀಕೆರಣ ಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು-ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-ಕೂಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ 66.80 ರಿಂದ 67.00 ವರೆಗೆ ತಿರುವು ಅಗಲೀಕರಣ ಗೊಳಿಸಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು-ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-ಕೂಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ 


f ಪಿ ತದಲ್ಲಿದೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 94.50 ರಿಂದ 94.60 ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ - ಭಾಣವಾರ - ಹೆಬ್ಬಾಲೆ 


ರಸ್ತೆ 8. ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಲರ: 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು-ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-ಕೂಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಪತ್ರಿ ತದ 
ಕಮೀ. 92:60 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಬರ್ರಿ: 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 


p ತದಲ್ಲಿದೆ 
43.70 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 


ಸ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
15.90 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ; 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
36.30 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ನ 
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ಕ್ರಸಂ 
ue 


ದಾ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 'ತಾಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 22.80 ರಲ್ಲಿ. 
ರಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 20.80 ರಲ್ಲಿ 
ಹೆದ್ದಾರಿ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) . . 


+ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


( ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


54.10 ರಲ್ಲಿ ಚ'ರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ, 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


58.40 ರಲ್ಲಿ ಜ'ರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 166.30 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 166.40 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 170.65 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 


ಪ್‌ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು - ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಕೂಡಿಗೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 96.50 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು - ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಕೂಡಿಗೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 93.65 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡೆಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು 
ಕೊಡಗು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ಧಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆಬ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0~-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಎಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.90 


" ಮಡಿಕೆ , 
ಮಡಿಕೇರಿ ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.30 
ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 21.70 
ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಠಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು-ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-ಕೂಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
8.ಮೀ. 96.75 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ - ಭಾಣವಾರ - ಹೆಬ್ಬಾಲೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ - ಭಾಣವಾರ - ಹೆಬ್ಬಾಲೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 18.00 ರಿಂದ 22.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು-ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-ಕೂಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 91.00 ರಿಂದ 97.55 ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
15.00 ರಿಂದ 19.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
19.00 ರಂದ 22.62 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಶ 


ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ!" 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 

ಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಬ್ರ: 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಬ್ರಿ: 


K ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕ್ರಸಂ ತ್ರ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು” 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


a 


Wk 
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3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
16.80 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


37 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
18.30 ರಿಂದ 18.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್‌. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


38 | ಡದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
20.90 ರಿಂದ 21.45 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


39 


|» ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


MEE 

ರ 

== 

== 

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 21.60 ರಲ್ಲಿ 
K ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಶ್ರಿ ತದಲ್ಲಿದೆ 
43.20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸುವುದು. ಬಂಡಲ್‌ ಪ್ರಿ ಪಂತ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು -' ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


44.70 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸುವುದು. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


Fj ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05~200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 21.00 ರಿಂದ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
24.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ರ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು -ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಕೂಡಿಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 90.80 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸುವುದು. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


44 | ತದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು -ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಕೂಡಿಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 92.45 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ 'ನಿರ್ಮಾಣ 


45 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರರಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ಮಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ಮಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು -ಸೋಮವಾರವೇಟೆ - ಕೂಡಿಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 94.65 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ' ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು -ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಕೂಡಿಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 97.55 ರಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ - ಭಾಣವಬಾರ - ಹೆಬ್ಬಾಲೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.50 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
18.80 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
33.30 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
34.25 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
34.35 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
36.40 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
36.50 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ - 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


Wi ನ 
ಮಡಿಕೇರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
226.45 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಇ ಆ ನರನ ಅಶೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


1 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


227.60 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 


228.35 ರಲ್ಲಿ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
244.85 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಹೆಬ್ಬಾರಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ” 


77.50 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
92.40 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


92.50 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) | 


78.70 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


75.50 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು . [ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ [ಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ- ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
96.200 ರಿಂದ 96.30 ವರೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಚರಂಡಿ . ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)' 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲಾರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 244.90 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ 'ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200. ರಾಜ್ಯ . ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ-ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 139.95 ರಲ್ಲಿ 


ು ತಃ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 1 ” ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಕ್ರಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ , ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ-ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 136.45 ರಲ್ಲಿ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


{ 


ಕ್ರಿಯೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ , ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ-ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 154.50 ರಲ್ಲಿ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) " . ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ \ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) * 51.00 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಲಸ ಮಾಡುವುದು. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಸೋಮವಾರಖೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ K 
kk ಮ ಸಿ 3 PR ದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 170.60ರಲ್ಲಿ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ: 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು- ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕೂಡಿಗೆ - 
ದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) i ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 83.00 ರಿಂದ 89.00 ವರೆಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 


- ' ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ನರಾವಷಾಡ ~ಬೈಂದೂರು ರಸ್ನೆಯಲ್ಲಿ . 
3054-03-337-0-05-200 ರಾ: Mh ಲ Ra 
ಜ್ಯ ಬ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ . ಟೆಲಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಹೆ ರ್ವಹಣೆ 
ಬ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಬಳಿಯುವುದು ಹಾಗು ಸೈನ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


| ೯ಕಿ 
ಲೆಕ್ಕಶೀಷಿ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಕಿ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವಂ) | ಕೊಡಗು 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 160.00 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ರಿಂದ 163.00 ವರೆಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಲೂರು-ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-ಕೂಡಿಗೆ ರಸೆ 
ಕೊಡಗು ಕೆ ) - 
ಕಿ.ಮೀ. 81.15 ರಿಂದ 90.50 ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
Wk 
Nk 
y ಸೋಮವಾರಫೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 


ಸೋಮವಾರಫೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
54.00 ರಿಂದ 60.00 ವರೆಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ “ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ' (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


51.10 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ “ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


52.05ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಟೆ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಡೆ: ಕೆ , 
WM 5220 ರಲಿ ಮೋರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸೆ ಮಾಡುವುದು. 
We 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ “ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


. 52.25ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


:|ಟೆ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


| ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು' ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


56.90 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾ'ಗು _ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ 


Wk 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
57.45, ರಲ್ಲಿ: ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ, ಹಾ'ಗು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಶ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ: 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ). 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ '-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
58.00 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಹಾ'ಗು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
101.00 ರಿಂದ 102.00 ರವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 
' ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 
102.10 ರಿಂದ 103.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. - 


103.00 ರಿಂದ 104.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
104.50 ರಿಂದ 106.25 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ 
ಶೋಲ್ಡರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
100.00 ರಿಂದ 101.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ -ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 96.80 ರಲ್ಲಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು -ಜಾಲ್ಲೂರು 250.80 ರಲ್ಲಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು -ಜಾಲ್ಲೂರು 251.35 ರಲ್ಲಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಬ್ರರಿ: 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ದಿ: 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಕ್ರಸಂ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ 
ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಸ 
ಸ (ಯೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | ನಗಾರಿ ಪಸ್ತುತ ಹಂತ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು -ಜಾಲ್ಲೂರು 252.90 ರಲ್ಲಿ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ pi ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ನ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು -ಜಾಲ್ಲೂರು 252.95 ರಲ್ಲಿ : ಟೆಂಡರ್‌ ಪಕ್ಷಿಯೆ ಹಂತದಲಿದೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ Rs Ki ಪಕಿಯೆ: ಹಂತದಲ್ಲಿ! 


; 
uy ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸ ಮ es MRE ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಸ್ಲಾಂ ರಸ್ತ ಫರ್ನಶಣ: (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
“ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ $ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ 61.50 ರಿಂದ ) 
ಟ್ರಿ £2 
ನಾರಾಟವೇ 63.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ/ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ ಹಂಡರ ಪ್ರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಧಾಗಮಂಡಲ-ತಣ್ಣಿಮಾನಿ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಕೊರೆದ ಬದಿಗಳ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲಸ್ಣಿಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಣ್ಣಿಮಾನಿ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ " | 
$.ಮೀ 23.50 ರಿಂದ 23.75ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


K ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಣ್ಣಿಮಾನಿ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ k 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಜನು ೨ 
ky ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕಿಮಿ .00 0.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ' ಮಳೆಯಿಂದ ಭಾ ಯೆ 
ಹೆಬ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) € 25.00 ರಿಂದ 30.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ೨ದ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಕೊರೆದ ಬದಿಗಳ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ " 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


|: 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ' 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 82.50 ರಿಂದ 
83.00 ರವರೆಗೆ' ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಣ್ಣಿಮಾನಿ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 34.00 ರಿಂದ 34.15 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ; ಮಳೆಯಿಂದ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳ 
ಕೊರೆದ ಬದಿಗಳ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ/ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 96.30 ರಿಂದ 
96.45ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಎರಾಜಪೇಟಿ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಣ್ಣಿಮಾನಿ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 23.80ರಿಂದ 2395ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಧಾಗಮಂಡಲ-ತಣ್ಣಿಮಾನಿ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 12.20 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ. ಮಳೆಯಿಂದ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳ 
ಕೊರೆದ ಬದಿಗಳ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ/ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 88,000 ರಿಂದ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ky) RR 
88.15 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 
- ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 85.00 ರಿಂದ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ರ | ; _ 
ಂ 85.80 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 83.00 ರಿಂದ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ |. 3 4 ವ: 
: 83.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ 
; R ಮಡಿಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 84.00 ರಿಂದ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ Ks) N 
86.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ 


ಅಂದಾಜು "ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಹೆಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಪರಿ: 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ 
ವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿ ಧ್ಯ ಹಂತ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಣ್ಣಿಮಾನಿ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


.00 ಪ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
| ಕ.ಮೇ 12.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ ಸ ಸದರ್‌ ಪಯ ಶಂಕವಣ್ಲ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ 84.50 ರಿಂದ 84.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿಗೆ ಸ್ಲಾಬ್‌ ,00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
' ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ತದಲ್ಲಿದೆ 
63.30 ರಿಂದ 63.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತಿರುವು ಅಗಲೀಕರಣ. ಟೆಂಡರ್‌: ಪ್ರಿಯೆ: ಹಂತದಲ್ಲಿ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ j 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. - 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ವಿರಾಜಪೆ ಪುಕಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಫಾಣನೇ 55.80 ರಿಂದ 5590 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತಿರುವು ಅಗಲೀಕರಣ. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 


ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ಏರಾಜಪೇಟಿ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಪ್ರಕಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
48.40 ರಂದ 86.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ: 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ನಧಿಟಪಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಬವರಿ 


85 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಕಿಮಿ. 21.60 ರಿಂದ 38.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ. » ನಲ್‌ ಪ್ರಶ್ರಯ್ಛೀಹಂತವ್ಲಿ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ವರಾಜಪೇಟಿ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ "ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


4. ಪ್ರಕಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಕಿಮಿ. 000 ರಿಂದ 11.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ನಲ್‌ ನರಯಸೂಕಥ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ವಿರಾಜಪೇಟಿ (ನಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


98 ಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
50.56 ರಿಂದ 65.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ. .., ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಮ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ ' - 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ೧! ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ | 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕಿಮಿ. 22.10 ರಿಂದ 22.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸೆಯ A ರ್‌ ತದ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) = $ 2210; 22.40 ಕಿ.ಮೀ ವ ರಸ್ತೆ ) ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ; R ¢ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹ 4 
HB 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಜವರ) ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3034933370 05200 ರಾಜ್ಯ N | ಎರಾಜಪೇಟೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದುಇರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 0.50 ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
120 HAE TS ರಾಜ್ಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 
ದ್ಲಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಸ 5500ರಲ್ಲಿ ಕದನೂರು ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ | ರಾಜಪೇಟೆ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 8435 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ" (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) : ರಿಂದ 84.45 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ಕುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


RTA ರಾಜ್ಯ \ ಎರಾಜಪೇಟಿ | ನಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 52.00 
ದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ರಿಂದ 59.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ fy ನೆರಪಿಸೇಟ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ 'ರಸ್ತೆ ಕಿಮ. 52.10 ರಿಂದ 52.30 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) y ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೆವುಡ್‌ ಶೋಲ್ಡರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಎರಾಜಪೇಟಿ | ನಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 44.30 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) * js . ರಿಂದ 44.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಿರಣ. 
.3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ : HET ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮ. 66.510 ರಿಂದ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) | 66.520 ರವರೆಗೆ 'ರಸ್ತೆಯ' ಏರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಎರಾಜನೇಟಿ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 45.15 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ರಿಂದೆ 45.35 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಿರಣ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ '| 38.00 ರಿಂದ 39.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಬಣ್ಣ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡಲ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


» 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರಸಂ ಆೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ | - 
ಎ 
Wil Kk ನರನ (ಅ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ Nu . 
Wl Kk ನರರ ವಲ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ - 
ಎ ಟೆ 
Wid Kk ನಿರ್ನಹನ್‌ Na 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
j ಎ 
ನು Kk ನಿರ್ನನೆ Ni 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮ. 80.80 ರಿಂದ 
81.30 ರವರೆಗೆ ತಿರುವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ - 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 46.10 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ರಿಂದ 46.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಿರಣ. 


128 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದುರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೂ. 9.75 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ರಿಂದ 10.00 ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಿರಣ 


‘129 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮ. 78.40 ರಿಂದ 
78.95 ರವರೆಗೆ ತಿರುವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 48.20 
ರಿಂದ 48.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಿರಣ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ವರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 56.10 ರಿಂದ 56.40 
ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಿರಣ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


132 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೂ. 49.50 
ರಿಂಧ 49.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಿರಣ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೊ. 55.40 ರಿಂದ 
55.70 ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಿರಣ. 


134 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 52.50 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ರಿಂದ 52.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಿರಣ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂಲಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೊ. 54.50 ರಿಂದ 54.75 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ' ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಿರಣ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೊ. 22.60 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ರಿಂದ 22.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಿರಣ. 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ವರಾಜಪೇಟೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೊ. 69.10 ರಿಂದ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ' 69.40 ಯಸ್ನೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಿರಣ. 


ಮೂರ್ನಾಡು -ನಾಪೋಕ್ಸು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 06.00 ರಿಂದ 06.50 ರವರೆಗೆ 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ' ವಿಶೇಷ 
ದುರಸ್ಥಿ. 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಸಗೋಡು - ಯಲಕನೂರು - ಕಣಿವೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.40, ಕಿ.ಮೀ. 2.90 ರಿಂದ 13.80 ರವರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) - 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಸಗೋಡು - ಯಲಕನೂರು - ಕಣಿವೆ 
ಮುಖ, ರಸೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 14.20 ರಿಂದ 17.80 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 18.10 ರಿಂದ 18.50 f ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
6 Ka ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.. 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ R ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಸಗೋಡು - ಯಲಕನೂರು - ಕಣಿವೆ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 14.60 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ R ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಸಗೋಡು - ಯಲಕನೂರು - ಕಣಿವೆ 


ಪ ದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) | ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 15.80 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಗಂದೂರು-ಗುಬ್ಬನಮನೆ-ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ- 


ಪ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಹರಗ-ಚೆಟ್ಟದಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.8) ರಲ್ಲಿ ತಿರುವು ದುರಸ್ತಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | 
ಈ 5 ಹ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
5.00 | ಟೆಂಡರ್‌" ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ME SESE 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನಗಲ್ಲು-ಕಿರಗಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ 


EW 3 

| 
4 
0 
3054-04-337-1-10-200 ಜಿ 

[»] Rp le 
Hl 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಕಂದೂರು-ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 


ರಿಂದ 6.90 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್‌" ಪ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಲ್ಳಿಕಟ್ಟೆ-ಬೀದಳ್ಳಿ-ಕುಂದಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಸೋಮವಾರಫೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀದಳ್ಳಿ-ಪುಷ್ನಗಿರಿ-ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಳ್ತೆ - ಅಬ್ಬೂರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 6.20 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಜಾಗೇನಹಳ್ಳಿ -ನಿಡ್ತ- ಹಾರೆಹೊಸೂರು- 
ಗುಡುಗಳಲೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 5.80 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಮ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಹಾನಗಲ್ಲು - 
ತಲ್ಪಾರೆಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ - ತಾಕೇರಿ-ಗಾರ್ವಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
ರಿಂದ!15.90-' ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜೆಲ್ಲಾ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಐಗೂರು - ಕಿರಗಂದೂರು - ಕೊಡಗದ್ದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.80 ರಿಂದ ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಮದೆ-ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು-ಕೊಳಗದಾಳು-ಚೇರಂಬಾಣೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 17.50 ರಿಂದ 18.50 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ . 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಗಮಂಡಲ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ಕಡಂಗ-ಬೊಳ್ಳುಮಾಡು-ನಾಪೋಕ್ಸು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 14.70 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ. 


ನರ ಜಪೇಟೆ ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ-ಬೀರುಗ-ಕುರ್ಚಿ-ಶ್ರೀಮಂಗಲ-ಇರ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 
0.00 ರಿಂದ 12.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ . 
1 ಬಾಳೆಲೆ-ಮೂರ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ, 100 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ - - 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


ನಾಗರಹೊಳೆ-ಮೂರ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಈ ತ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ; 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


[4 
ಬಿರುನಾಣಿ-ಪರಕಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


5 


N 


: 


— B2- ಕಿ 
ಖರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ | 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ೦ಡು 


ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. 


ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ನಿವರಗಳೇನು; ಹಾಗೂ ಸದರಿ 


. | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ 

| ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ 

ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಹಾತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 1980 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌] 257 2.55 1 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | 
ನಿರ್ಮಾಣ 
k , | ಪರಾಜಪೇಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ |" — ಸ 
ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಬಾಳೆಲೆ ಕೋಣನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 282 279 ಘಡ 


ಕ 
ಸಂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಡಿಕೇರಿ 
ಹುಣಸೂರು 

ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಿಮದ ಬಳಿ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 
ತಲಕಾವೇರಿ 


ಹೆದಾರಿ-9) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
2 |ಕಮೀ69. 90ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 
ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 


ಫಸ 


ಪ್ರಸಕ್ತ 


ಸಾಗ ಮಾಡುವನಕಹ ನವಾನಿ 


ಬ KS 
% 
ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
2.30 .27 
ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
3.03 3.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಸೀರೆ ಹೊಳೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿರಾಜಪೇ ತಾಲ್ಲಾಕನ ಾ —— —| 
ಹರಿಹರ - ಬಲ್ಪಮಂಡೂರು 

ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.05 ರಲ್ಲಿ 497 i i Fe 
ಲಕ್ಷಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ * y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ - 


ಗಾರಿ 


ಹಾ ಗಳ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ ಮೊತ್ತ [ವೆ ಚ್ಚ 
ಡಗು``ಜಿಕ್ಲೆ `ವಿರಾಜಪೇ ಸ್‌ 
ತಾಣ ಬಾಳಲೆ-ಮಲ್ಲೂರು ಸೇತುವೆಯ ಡೆಕ್‌ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ] 1 | ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ | 
(ಜಿ.ಮು.ರಸ್ರೆ ನಿಟ್ಟೂರು 10.33 868 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ' 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ' 


ಮುಖ್ಯ Wh 


Was 


ನಿ. ನಿ, ಬೆಂಗಳೊರು 
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ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ: 1186 ರ ಲಗತ್ತು ಅನುಬಂಧ 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಂಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಖವರ 


Road Safety Works on Highway Connecting Hunsur - 
Talacauvery road (SH-90) near Bhagavathi Temple from KM 
40.50 to 42.20 KM in Virajpet Taluk Kodagu District (Curve 
Improvement) 


§ 


Road Safety Works on Highway Connecting Hunsur - 
Talacauvery(SH-89) at Bittangala Village limit from KM 50.00 to 
52.10 KM in Virajpet Taluk Kodagu District (Y Junction) 


Road Safety Works on Highway Connecting Virajpet - Bynduru 
road {(SH-27) from KM 1.00 to 2.00 KM and from KM 8.00 to 
10.00 KM in Virajpet Taluk Kodagu District (T Junction) 


Road Safety Works on Highway connecting Hirisave with 
Chattalli (SH-08)road from KM 96.00 to 98.60 KM in Somwarpet 
Taluk Kodagu District. 


Road Safety Works on Highway connecting Konanur with 
Makutta (SH-91)road from KM 19.70 to 20.85 KM in Somwarpet 
Taluk Kodagu District. 
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Road Safety Works on Highway connecting Konanur with 
Makutta (SH-91)road from KM 4.82 to 5.35 KM and KM 10.20 
to 11.30 KM in Somwarpet Taluk Kodagu District. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
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ಜೆಂಡರ್‌ ಪುಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಾಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ಜಾಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ನರುತ್ತದೆ 
ಜಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯೆಯೆಳ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ಔೌಂಡರ್‌ ಪ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
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Road safety works on Highway connecting Virajpet with ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
Bynduru road(SH27) from KM 38.50 to 41.85 KM in Madikeri 
Taluk Kodagu District 

ಪ್ರಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
Road Safety Works on Hebbale - Halegote - Chikkakamaralli road 


|atKM3.40 to 4.40KM in Somwarpet Taluk Kodagu District. 


ಪ್ರಯಿಹುಳ್ನರುತ್ತದೆ 
Road Safety Works on Masagodu - Yalakanoor - Kaneve Road 
from KM 0.00 to 2.00 KM in Somwarpet Taluk Kodagu District. 


‘Road safety works on Moornadu - Napokalu road from KM 7.00 |ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ತಿ 


to 8.80 KM in MadikeriTaluk Kodagu District 


to 3.50 KM and Kagodalu - Katakeri road from KM 1.50 to 2.50 
KM in MadikeriTaluk Kodagu District 


